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الفصل 8.1 ... 
الاستلام 
وت 601 زاعلقا 


1 الغاية من الاستلام: ”213110017 01 1115611 
إن الغاية من عملية استلام الأعمال المتعاقد على تنفيذها هي التحقق من مطابقة الأعمال المنفذة 
للمخططات والمواصفات كما ونوعاً والتحقق من حسن تنفيذ المقاول للالتزامات المترتبة عليه. 
ويتم استلام الأعمال استلاماً مؤقتاً واستلاما نهائياً وفق الإجراءات المنصوص عليها في الشروط العامة 
للعقد التي تبين كيفية تشكيل اللجان وكيفية ممارسة أعمالها. 
1 الاستلام المؤقت (الابتدانئي): “1320017 لأنهت ا تمأاعمرص 
1 آلية الاستلام: 
- يجب على المقاول أن يعلم الإدارة بكتاب خطي عن طريق المهندس بالتاريخ الذي انتهت به الأعمال 
المطلوبة منه في العقدء والذي يكون به على استعداد لتسليم المشروع إلى الإدارة تسليماً مؤقتاً. 
- يقوم المهندس بتذييل الكتاب المذكور بشرح يفيد بأن الأعمال قد انتهت فعلاً في التاريخ الذي حدده 
المقاول وأنها قابلة للاستلام, أو ينفي ذلك. 
- تقوم الإدارة بتشكيل لجنة الاستلام على أن يكون من بين أعضائها فنيون مختصون يتمتعون بالخبرة 
المناسبة. ويحدد في هذا الأمر تاريخ مباشرة اللجنة لعملية الاستلامء ويتم إخطار المقاول خطياً بالموعد 
المحدد. 
- تجتمع اللجنة في المكان والزمان الذين يحددهما رئيسها للقيام بإجراءات الاستلام التي تشمل: 
- التأكد من أن المقاول أنهى فعلآً جميع الأعمال المطلوبة منه في العقد وملاحقه: وأنها قابلة للاستلام. 
الاطلاع على إضبارة العقد وجميع مستنداته. 1 
- الاطلاع على جميع التعديلات والتغييرات التي تمت أثناء التنفيذ والمثبتة على مخططات الأعمال كما 
نفذت (5وطأنلاة01 ]|أنام-كظل). 
- الاطلاع على التقارير الفنية ودفاتر الورشة اليومية ونتائج الاختبارات وتقارير المهندس ومستندات قبول 
الأعمال الجزئية أثناء التنفيذء والتقارير الشهرية والمراسلات المتبادلة بين الإدارة والمهندس من جمة 
والمقاول من جهة أخرى. ومحاضر المعاينة السابقة إن وجدت لأخذ ما ورد فيها بعين الاعتبار. 
- تفقد كامل موقع المشروع لتحديد العيوب الظاهرة إن وجدت. ويحق للجنة؛ إذا وجحدت ذلك ضرورياً, أن 
تطلب من المقاول إجراء بعض التجارب على الأعمال المنفذة للتأكد من مطابقة نتائج الاختبارات التي 
أجريت أثناء التنفيذ للمواصفات. وقد يترتب على هذه النتائج إخضاع مستحقات المقاول للحسم في حال 
أشارت إلى وجود انحرافات عن المواصفات المطلوبة. 
1 صلاحيات لجنة الاستلام: 
1 رفض الاستلام: 
إذا تبين للجنة أن العمل لم ينته؛ أو إذا وحدت في الأعمال الجاري تسليمها أي نقص أو عيب أو مخالفة 
لشروط العقدء أو أنه لا يمكن الاستفادة من المشروع. فيجب تثبيت ذلك في المحضر ويعتبر في هذه 
الحالة محضر معاينة. حيث يؤجل الاستلام إلى حين إنجاز كامل العملء؛ أو استدراك النواقص وإصلاح العيوب 
9 تمنع استثمار المشروع. 
الاستلام مع تحفظ الإدارة: 
ا تبين أن النواقص والعيوب والمخالفات الملحوظة المذكورة في المادة آنفة الذكر  2.2.8.1(‏ 1) من النوع 
الذي يمكن إصلاحه بسهولة مع إمكانية استثمار المشروع, فإن من حق الإدارة؛ إذا وجدت أن مصلحتها 
تقتضي ذلكء أن تقوم باستلام الأعمال المنجزة يموحب أحكام العقد وتسجيل النواقص والعيوب والمخالفات 
الملحوظة بتحفظ خاصء ليجري إما استكمالها أو إنجازها من قبل المقاول خلال مدة محددة له؛ أو حسم 
مبلغ من استحقاقه يساوي حسب تقدير الإدارة قيمة تلك العيوب والنواقص لتستكملها بنفسها في الوقت 
الذي تراه مناسباً. 
3 قبول الاستلام: 
- يجب على اللجنة في حال قبولها استلام الأعمال تنظيم محضر الاستلام المؤقت فور القيام بعملية 
الاستلام. محدداً فيه تاريخ الاستلام وموقعاً من أعضاء اللجنة والمقاول والمهندس قبل رفعه للتصديق: 
ويبين عليه 
تاريخ توقيع المقاول على المحضر. 
- يتم تزويد المقاول رسمياً بنسخة عن هذا المحضر بعد تصديقه. 


52 


الجزء 1 الأحكام العامة الفصل 8 الاستلام 


اعتراض المقاول على الاستلام: 
ا ا تلن و 
عملية الاستلامي أن يعترض على ما تضمنه محضر الاستلام المؤقت بموجب مذكرة وافية مبينآ الأسبابء» 
وذلك خلاك 10 أيام من توقيعه على المحضر أو من تاريخ إخطاره خطياً خلاصة المحضر المذكور. ثم تقوم 
الإدارة أو ممثلها ببيان رأيها في هذه التحفظات وتبلغ المقاول نتيجة الاعتراض. 
1 تاريخ الاستلام: 
إذا قررت الإدارة استلام الأعمال بتحفظ أو بدون تحفظ, فإن الاستلام يعد ساريآ اعتباراً من التاريخ الذي 
حدده المقاول للاستلام بموجب الكتاب الخطي المسجل لدى الإدارة المذكور في المادة (1.2.8.1).: إلا إذا 
تبين أن الأعمال لم تكن جاهزة للاستلام بشكل فعلي في ذلك التاريخ 
0.11 تنظيف الموقع قبل الاستلام: 
على المقاول قبل تسليم الأعمال المنجزة تسليماً مؤقتآ أن يقوم بإزالة جميع الفضلات والأنقاض والأتربة 
الزائدة وأن يرفع جميع البقع والأوساخ على نفقته بالشكل الذي يعتبره المهندس مقبولاً. 
1 تكاليف واحور الإصلاح: 
إذا ورد في محضر الاستلام المؤقت ملاحظات حول إصلاحات أو عيوب وطلب إلى المقاول إنجازها على 
نفقته خلال المدة المحددة من قبل لجنة الاستلامء كما يترتب عليه تحمل نفقات أجور ممثلي الإدارة 
المشرفين على الإصلاحات المشار إليها أعلاه طيلة مدة الإصلاح الفعلية. 
06261 إعادة التأمينات النهانية: 
تعاد التأمينات النهائية إلى المقاول بعد الاستلام المؤقت وذلك إذا لم يكن قد تحققت عليه التزامات أخرى 
تستوجب حجز هذه التأمينات. 
1 الاستلام النهانئي: “130200186 أقداع 
1 مسؤولية المقاولك خلال مدة الضمان: 
- يبقى المقاول مسؤولاً تجاه الإدارة طيلة مدة الضمان عن كل عيب أو نقص جديد يحتمل ظهوره في 
الأعمال المنجزة والمسلمة تسليمآ مؤقتاً. وعليه أن يقوم بالإنفاق على كل ما يستلزمه إصلاح وإزالة تلك 
العيوب والنواقص الجديدة وصيانة المشروع على نفقته مهما بلغت قيمتها. ولا يدخل في مسؤولية الصيانة 
هذه إصلاح الأضرار التي قد تنشأ من جراء سوء استعمال الإدارة للأعمال المنجزة خلال تلك المدة: أو من 
جراء الاستعمال والاهتلاك العاديين. 
1 ناريخ الاستلام: 
يتم استلام المشروع استلامآ نهائياآً بعد مدة سنة كاملة من تاريخ الاستلام المؤقت أو مدة الضمان 
المنصوص عليها في العقد. 
1 الية الاستلام: 
- على المقاول ان يطلب من الإدارة بكتاب خطي تشكيل لجنة الاستلام النهائي. 
- تقوم الإدارة بتشكيل لجنة الاستلام النهائي ويحدد في امر التشكيل تاريخ مباشرة اللجنة لعملية 
الاستلام ويتم إخطار المقاول خطيآً بالموعد المحدد. 

- تجتمع اللجنة في المكان والزمان المحددين من قبل رئيسها للقيام بإجراءات الاستلام التي تشمل: 

الاطلاع على محضر الاستلام المؤقت وجدول النواقص والعيوب (إن وجدت).: والمراسلات اللاحقة لتاريخ 
الاستلام المؤقت المتبادلة بين الإدارة والمقاول. 
التأكد من أن المقاول أنهى فعلاً جميع الأعمال المطلوية منه في العقد وملاحقه: والأعمال التي طلب 
منه استكمالها عند الاستلام المؤقت بحيث أصبحت قابلة للاستلام النهائي. 
- يتم تنظيم محضر الاستلام النهائي. 
1 إعادة التوقيفات: 
يعاد ما تبقى من التوقيفات إلى المقاول بعد إنجاز الاستلام النهائي. ويعد المشروع منتهياً بعد استكمال 
تسوية كافة الحسابات العائدة له. 
1 الاستلام الجزئي: 3200017 اأوتأروجط 
1 تجزنة الاستلام المؤقت: 
يجوز تجزئة الاستلام المؤقت في الحالتين التاليتين: 
0 إذا خصص العقد مدة تنفيذ منفصلة لبعض الأعمال. 

إذا وجدت الإدارة أن هناك حاجة ماسة لاستعمال جزء من المشروع قبل الانتهاء من جميع الأعمال 

0 كان ذلك قبل انتهاء مدة العقد أو بعد انتهائها. 
كما يجوز أن يطلب المقاول من الإدارة إحراء استلام مؤقت جزئي لبعض الأعمال المنجزة: وللإدارة الحق 
في القبول أو الرفض. 
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1 عدم الإفراج عن حزء من التأمينات النهانية: 

لا يترتب على الاستلام المؤقت الجزئي الإفراج عن جزء من التأمينات النهائية. 

1 تنجزنة الاستلام النهاني: 

يجوز تجزئة الاستلام النهائي وفق حالات الاستلام الجزئي المذكورة في الفقرة (1.4.8.1) بعد مرور سنة 
كاملة أو انتهاء فترة الضمان لذلك الجزء. 

1 عدم الإفراج عن حزء من التوفيفات: 

لا يترتب على الاستلام النهائي الجزئي الإفراج عن جزء من التوقيفات. 
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